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HG5IÓN DE PRESUPUESTO E AHERSIÓN RE 
2,7 SEP 2020 hora; _€ D 40003075-0" 


ORDN” :100/2020 

REF. : Resolución Exenta 1422 .Fecha 05.08.2020. 
Protocolo de Acuerdo GORE-FA. 

¡OSIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACI MAT : Solicitud de suplementación y re-itemización 


de recursos para el proyecto: Restauración iglesia 
Virgen de La Asunción de Ticnámar. Cod. Bip N* 


En Arica, 4 de septiembre de 2020 


Sr. Humberto Saavedra 

Jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional 
Gobierno Regional de Arica y Parinacota 
PRESENTE 


Estimado Humberto: 


Junto con saludar cordialmente y agradeciendo la supervisión y apoyo al trabajo de sub- 
ejecución PPVP que presta Fundación Altiplano (FA) a Gobierno Regional de Arica y Parinacota 
(GORE), venimos a solicitar formalmente la suplementación y correspondiente re-itemización 
de recursos para el proyecto “Restauración iglesia Virgen de La Asunción de Ticnámar Código Bip 
N” 40003075-0”. Junto a esta carta, se entrega el informe técnico y financiero detallado que 
da cuenta del estado de avance de la iniciativa y de la suplementación requerida. 


Esta solicitud se realiza en correspondencia con el Protocolo de Acuerdo entre el Gobierno 
Regional de Arica y Parinacota y Fundación Altiplano, Resolución exenta N*1422 con fecha 5 
de agosto de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria Covid-19, haciendo referencia 
específica a la cláusula Tercera: Compromiso del Gobierno Regional de Arica y Parinacota. 


Hacemos ver que la continuidad de la sub-ejecución de la iniciativa referida, de acuerdo al 
convenio vigente, exige un esfuerzo extraordinario de la entidad sub-ejecutora, asumiendo 
ésta costos, riesgos y dificultades extraordinarias y nunca previstas, derivadas de la 
Emergencia mundial COVID-19 que nos afecta, que vienen a aumentar la alta complejidad de 
esta iniciativa patrimonial que ha requerido el servicio de sub ejecución PPVP. La disposición 
de la Fundación Altiplano como entidad sub-ejecutora no responde a ningún incentivo 
económico, que no existe para ninguna iniciativa de sub ejecución PPVP, sino sólo al 
compromiso de apoyo adquirido con la comunidad del templo de Ticnámar, en sintonía con la 
misión institucional de acompañar a comunidades que necesitan conservar sus tesoros 
patrimoniales. Para poder lograr cumplir con la restauración del templo en estas condiciones 
de extrema emergencia, será necesario contar con la mayor colaboración posible de parte de 
Gobierno Regional, Comunidad del Templo y de todas las instituciones vinculadas al proceso. 


Solicitud de suplementación. 

Según se estableció en la solicitud de Modalidad Flexible de sub-ejecución y al Protocolo de 
acuerdo de resolución exenta N” 1422 del 5 de agosto de 2020 en su punto N” 3 se procede á 
solicitar el aumento de presupuesto para cubrir los gastos imprevistos derivados de la 
Emergencia COVID-19, que responden a los gastos operacionales realizados durante los cinco 
meses de pausa parcial de operaciones del proyecto y a la implementación del campamento 
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temporal aislado y autónomo solicitado por la comunidad de Ticnámar para la reanudación 
de las obras. 


El sobre costo total es de $ 153.307.460, lo que equivale a 24% del presupuesto inicial firmado 
en convenio del 16 de octubre de 2019, 


En la Tabla 1 se expone comparativamente el presupuesto aprobado en convenio vigente, el 
monto rendido a la fecha actual y el nuevo presupuesto resultante, con detalle del reajuste 
por partida y su respectivo déficit o sobre costo. Estos sobrecostos se justifican por: 


- Elaumento de presupuesto en la partida N%1, se debe al costo de la implementación de 
un campamento temporal aislado demandado por la comunidad para el inicio de las 
obras y a las medidas adaptadas a la contingencia sanitaria. 


- El aumento en la partida N“13, se debe al cambio de EETT, en la partida de Obras 
Complementarias, subpartida 13.2 Sobrecubierta temporal, declarada en el proyecto 
de restauración y que se ha debido adecuar a la normativa vigente exigida en la LGUC 
(Ley General de Urbanismo y Construcciones). 


- El aumento de presupuesto en la partida N” 15 de gastos generales corresponde a 
gastos operacionales realizados durante la pausa parcial de operaciones y a las 
necesidades requeridas para cumplir con los protocolos exigidos por las autoridades 
sanitarias y requerimientos de comunidad y equipo de trabajo. 


Con la suplementación presupuestaria solicitada se podría completar el 100% de las partidas 
de obra declaradas en el proyecto a fecha 31 de mayo de 2021, Esto supondría un aumento 
de 4 meses en la duración del proyecto respecto al tiempo declarado en convenio. Sin la 
suplementación presupuestaria no se podría completar el 100% del proyecto, y se declararía 
el cierre a fecha 15 de Febrero de 2021, la obra estaría finalizada a un 71%, con los siguientes 
trabajos de partidas de obra sin finalizar: 


- Partidas N* 9 y N” 10, Terminada sin finalizar, terminaciones de cal, la restitución e 
integración de pisos y la implementación de la iluminación y sistemas de alarma y 
monitoreo respectivamente. 

- Partida N* 12, Terminada sin actuación en el 50% de la imaginería comprometida. 

- Partida N” 13, Terminada sin la habilitación museográfica. 

- Partidas N” 8 y N* 11, No tendrían ningún tipo de actuación. 


Considerando todo lo expuesto, solicitamos formalmente la suplementación y re-itemización 
de recursos para el correcto cumplimiento de los alcances del proyecto y la restauración 
integral del templo, Y quedamos atentos para firmar los anexos de convenio vigentes y 
formalizar la suplementación y re-itemización requerida por esta iniciativa del Gobierno 
Regional de Arica y Parinacota, solicitada por la comunidad del templo andino Virgen de La 
Asunción de Ticnámar. 
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minemos 


Tabla 1. Comparativa del presupuesto del convenio versus la re-itemización de las 
partidas en las que se ha incurrido en un aumento imprevisto de presupuesto debido a 
la situación actual de pandemia COVID 19. 


ETE 


11.245.500 | 


2.439.500 
19.040.000 


96.768.859 
2.439.500 
19.040.000 


Trabajos previos 


2.436.809 
1.331.933 


Cimbrado y apuntalamiento 


Implementación del plan de manejo 
arqueológi 
Desarmes 


9.629.361 
9.282.000 


9.629.361 
9.282.000 
40.070.418 


372.956 
15.233.511 


2.975.000 
3.421.834 21.338.336 
368.000 65.687.286 


Consolidación de fundaciones 


Reestructuración, consolidación, 40.070.418 
restauración de arcos, muros y 

contrafuertes 

Restitución de la techumbre del 


77.824.001 
templo 
8. | Intervención en la torre-campanario | 21.338,336 
ES Terminaciones 65.687.286 


77.824.001 


10. | Instalaciones e iluminación del 13.804.000 
' conjunto religioso 

11. | Obras exteriores 24.891.230 
12. | Restauración de bienes culturales 48.778.100 
E Obras complementarias 38.675.000 

5 


4. | Personal administrativo para la 76.634.903 


restauración 
459.339.635 | 
118.544.510 


VALOR TOTAL GASTOS DIRECTOS 
[15 | Gastos generales 


VALOR TOTAL | 108.167.260 717.254.563 | MEP »| 
16. | Servicio de responsabilidad de 57.788.414 34.673.048 71.725.456 | LEA 
Mi Basil | | 
17. | Permiso municipal (1% de la 5.778.841 5.778.841 5.778.841 0 
intervención en el templo e | 
o VALOR TOTAL INCLUIDO EL PERMISO | 641.451.401 148.619.149 794.758.861 


1 


| DE EDIFICACION 


] 


RESUMEN | 
Sobrecostos 153.307.460 | 
Nuevo presupuesto 794.758.861 


Sin otro particular y esperando su buena acogida, saluda atentamente, 


/ ¡ Y! 


Í i 


ij 
f ¡E a 
(lla Dita, LA ¿SEÑOR 5, 


La 


3 
3 
Cristian Heinsen 3 + 
. . > —< ? ¿e 
Director Ejecutivo 3 E 8 
Fundación Altiplano “e, 


> 
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